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EXPTE 60/UC-101/20 


CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS DE PALMA 
DE MALLORCA (ILLES BALEARS), SEGUN EXPEDIENTE N° 60/UC-101/20. 


De una parte: 


Dña. M? del Carmen Armesto González-Rosón, actuando como actuando como Directora 
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Entidad Gestora de la Seguridad Social creada 
por Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, dotada de personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar; cargo para el que fue nombrada mediante el Real Decreto 131/2020, de 21 de 
enero, y en el ejercicio de las competencias que como órgano de contratación, y para la celebración 
de este contrato, le atribuye la siguiente disposición, artículo 323.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 


De otra parte: 


D. Juan Francisco Pérez Moraleda, provisto con Documento Nacional de Identidad 
02212435L y actuando en representación de la empresa IMESAPI, S.A., legitimado para intervenir en 
este acto en virtud de las facultades conferidas en escritura de poder otorgada ante el notario de 
Madrid D. Antonio Luis Reina Gutiérrez, de fecha 26 de abril de 2007 y anotada con el n* 1.831 de su 
protocolo; siendo el domicilio de la empresa en la c/ Dr. Fleming n° 10 (C.P. 46930) de la ciudad de 
Quart de Poblet (Valencia), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 1.145, 642 de la 
Sección 3? del Libro de Sociedades, folio 46, hoja n° 3.826, inscripción 12, NIF: A28010478. 


Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente para la suscripción del 
presente contrato. Reiterando expresamente el representante de la empresa citada la vigencia de su 
clasificación y/o de las condiciones de solvencia exigibles para la ejecución del contrato, así como 
que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. 


ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 


PRIMERO.- La celebración de este contrato tiene amparo en el expediente administrativo n° 
60/UC-101/20 cuyo presupuesto base de licitación ascendió a la cantidad (IVA 
incluido) de un millón novecientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho 
euros con cincuenta y ocho céntimos (1.949.748,58 €), y que resultó aprobado con 
fecha 16 de marzo de 2020; previa autorización otorgada por el Secretario de Estado 
de la Seguridad Social y Pensiones, de fecha 25 de febrero de 2020. 


El referido expediente se tramita con cargo al número económico 1391-633 del 
Presupuesto de Gastos y Dotaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social para 
los años 2020 y 2021. La fiscalización previa de la aprobación del gasto tuvo lugar 
con fecha 12 de marzo de 2020. 


SEGUNDO.- La adjudicación del presente contrato, efectuada por procedimiento abierto 
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PRIMERA.- 


SEGUNDA.- 


simplificado, ha sido acordada con fecha 23 de julio de 2020, por resolución del 
Organo de Contratación que suscribe el presente documento contractual. 


CLÁUSULAS DEL CONTRATO 


El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras de sustitución 
del sistema de climatización del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS de 
Palma de Mallorca (Illes Balears), especificadas en el proyecto de las obras, en el que 
se han tenido en cuenta para su definición las consideraciones sociales, ambientales y 
de innovación. 


El contrato a que se refiere el presente documento tiene naturaleza administrativa, 
calificándose de obras, y se regirá, además de por lo establecido en el mismo, por lo 
dispuesto en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP); por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en 
todo lo que no se oponga a la citada ley; por el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de Octubre (en adelante, RGLCAP), en todo lo que no se oponga a ambos; por 
el resto de normas de desarrollo en vigor, concordantes y complementarias a aquélla, 
siempre que no se opongan a las normas citadas. 


Con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 
en su defecto, las normas de derecho privado, siendo igualmente supletoria, en lo que 
al procedimiento se refiere, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y su normativa de desarrollo. 


En ningún supuesto, el presente contrato supondrá la existencia de relación laboral 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el contratista ni con el personal a su 
servicio. 


La empresa contratista será única responsable de las obligaciones laborales y de 
Seguridad Social relativas al personal que participe en la ejecución del contrato, tanto 
respecto de su personal como, en su caso, de las derivadas de la subcontratación que 
realice o de la cesión del contrato. En todo caso, responderá ante el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, al que mantendrá indemne de todos los daños, gastos, costes, 
perjuicios, indemnizaciones, sanciones o cualquier tipo de responsabilidades 
derivadas de sanción administrativa o de condena jurisdiccional motivada por el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratista en virtud de 
este contrato. 
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TERCERA.- La empresa IMESAPI, S.A. se compromete a realizar las obras objeto del presente 
contrato, de acuerdo con el contenido que figura en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que ha regido la adjudicación, así como de la 
documentación que conforma el proyecto aprobado, documentos que el contratista 
declara conocer y respecto de los cuales manifiesta su conformidad; considerándose, 
al efecto, y en cualquier caso, parte integrante del contrato. 


En todo caso, salvo caso de error material o manifiesto, se establece la siguiente 
prelación en el supuesto de que surjan contradicciones de contenido entre los 
documentos que integran este contrato: 

a) Proyecto de las obras. 

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP). 

c) Este documento de contrato. 

d) Proposición del licitador. 

CUARTA.- El precio cierto de este contrato, asciende a la cantidad de un millón ciento ochenta y 

tres mil ochocientos sesenta y ocho euros (1.183.868,00 €), IVA excluido, resultando 
de aplicación el detalle que a continuación se refleja en relación con el importe máximo 


del gasto comprometido: 


> Importe del IVA aplicable (21%): 248.612,28 € 
> Cuantía máxima del gasto (IVA incluido): 1.432.480,28 € 


Siendo su distribución de anualidades la siguiente: 


Año 2020 428.905,35 € 
Año 2021 1.003.574,93 € 


Se entenderá a todos los efectos que el precio reflejado en esta cláusula comprende 
no solo el precio de ejecución de las obras objeto de contratación, sino asimismo la 
totalidad de gastos que se definen en el PCAP como obligatorios para el contratista, 
encaminados a la ejecución total de los trabajos que se describen. 


Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, el mismo se recoge de forma 
expresa como partida independiente, y así será repercutido en la facturación que se 
produzca, indicando el tipo impositivo aplicado, sin que el importe máximo del gasto 
sufra variación con el aquí recogido como consecuencia de la consignación del tributo. 


QUINTA.- El plazo de duración de este contrato es de doce meses y trece días a contar desde el 
día siguiente al de la formalización del acta de comprobación de replanteo. La 
comprobación de replanteo tendrá lugar, como máximo, dentro del plazo de un mes 
contado desde la fecha del presente contrato. 
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SEXTA.- En relación con la revisión de precios de este contrato, se estará a lo dispuesto en la 
cláusula 15 del PCAP, según la cual no se admite la revisión de precios. 


SÉPTIMA.- Conforme a lo previsto en la cláusula 11.8 del PCAP, el contrato se entenderá 
cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos 
del mismo y a satisfacción del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la totalidad de 
su objeto. 


OCTAVA.- El régimen de penalidades a aplicar a este contrato por cumplimiento defectuoso de la 
prestación o por demora en la misma, se ajustará a lo dispuesto en la cláusula 14 del 
PCAP que rige este procedimiento. 


En la ejecución de este contrato, se establecen las siguientes penalidades a aplicar 
por acuerdo del órgano de contratación, adoptado, previa audiencia al contratista, 
estableciéndose como límite a todas ellas, que la cuantía de cada una no puede 
superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de la mismas 
superar el 50 por cien del precio del contrato: 


- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 
su realización, así como de los plazos parciales que en su caso se hayan señalado 
para su ejecución sucesiva. 


El cumplimiento de los plazos por parte del contratista, tanto en lo que respecta a 
los plazos totales como a los parciales que hayan podido definirse, se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 193 y 194 de la LCSP, estableciéndose, para el caso de 
que el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 
respecto al cumplimiento de aquéllos, una penalidad diaria en la proporción de 
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 


- De conformidad con lo reflejado en las cláusula 11.5 y 11.6 por el PCAP que rige 
esta contratación, y conforme a lo dispuesto en los artículos 201 y 202 de la LCSP, 
en el caso de que el contratista incumpla las obligaciones derivadas de sus 
contenidos, se establece una penalidad del 3 % del precio del contrato (IVA 
excluido) por cada incumplimiento acreditado de dichas obligaciones, salvo que 
expresamente hayan sido definidas como causas de resolución contractual en 
cuyo caso podrá ser impulsado el procedimiento correspondiente; considerándose 
como una infracción grave, a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 
del artículo 71 de la LCSP. 


NOVENA.- Las condiciones para el pago del precio del contrato se ajustarán a lo dispuesto en la 
cláusula 12.1 del PCAP, según la cual el pago del precio de las obras ejecutadas se 
efectuará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 198 y 240 de la LCSP. Las 
partidas alzadas se abonarán conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del 
Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 


En este sentido, se expedirán mensualmente en los diez días siguientes al período al 

que correspondan, las certificaciones sobre las obras ejecutadas conforme a proyecto 

durante dicho período, teniendo la consideración de abonos a cuenta, sujetos a las 
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rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin que 
supongan, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras realizadas que se 
incluyen en ellas, tal y como se establece en el artículo 240.1 de la LCSP. 


No obstante, en el supuesto de que los trabajos relativos al mes concluyan con 
anterioridad al último día del mes, se expedirá la certificación correspondiente, sin más 
demora y sin que sea necesario esperar a la conclusión del mes natural. 


Las certificaciones correspondientes, junto con las facturas se presentaran en el 
registro de la Entidad o en cualquiera de los que se refiere el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo establecido y conforme a las indicaciones 
contenidas en la cláusula 12.2. 


Sin perjuicio de lo anterior, las entidades relacionadas en el artículo 4 de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público, estarán obligadas a expedir y remitir 
facturas electrónicas, salvo que, atendiendo a su importe, reglamentariamente se haya 
excluido dicha obligación. 


Las facturas electrónicas se presentarán en el punto general de entradas de facturas 
electrónicas de la Administración General del Estado, (https://face.gob.es/es/), de 
acuerdo con lo dispuesto en al artículo 6 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
debiéndose hacer constar también en dicha factura las menciones a que hace 
referencia la cláusula 12.2 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la citada ley. 


En los supuestos en los que resulte obligatoria la expedición y presentación de factura 
electrónica, no se entenderá cumplida dicha obligación aun cuando la entidad o el 
proveedor presente otro tipo de facturas en formato distinto; no iniciándose, en 
consecuencia, el cómputo del plazo para que el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social efectué el pago ni el devengo de los intereses, en su caso. En tales supuestos, 
se procederá a la devolución de la factura por defecto de forma, indicando los 
aspectos mencionados a fin de que se emita la factura en el debido formato 
electrónico. 


Las variaciones de unidades de obra que se introduzcan sin previa aprobación, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 160 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
13 de octubre, y en el artículo 242.14 i) de la Ley de Contratos del Sector Público, 
durante la correcta ejecución de la obra, y que se produzcan exclusivamente en el 
número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 
por ciento del precio del contrato inicial, se recogerán en la certificación final de la 
obra. 


DÉCIMA.- El Registro administrativo al que dirigir las facturas, y los datos a hacer constar en la 
misma, son los que se reflejan en la cláusula 12.2 del PCAP: 
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Domicilio (sede del Registro donde dirigir cada factura): Calle Padre Damián, 4-6. 
C.P.28036-Madrid. 


Denominación del órgano de contratación: Dirección General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. 


Denominación del órgano destinatario de la prestación: Dirección Provincial del INSS 
de Palma de Mallorca (Illes Balears). 


NIF del órgano de contratación: Q2827002C 
Expediente n*: 60/UC-101/20 


NIF de la D.P. de Palma de Mallorca: Q0719005A 


z 


Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad: Conforme a lo 
previsto en el art. 125.3 de la Ley General Presupuestaria, la dirección de la 


contabilidad pública en el ámbito de la Seguridad Social corresponde a la Intervención 
General de la Seguridad Social, ejerciendo dicha competencia, por lo que respecta a 
este contrato, a través de la Intervención delegada de la Seguridad Social en los 
Servicios Centrales de la Seguridad Social. 


Facturas electrónicas: Los códigos Dir3 de identificación de la Unidad encargada de 


gestionar la factura son los siguientes (nuevos códigos operativos a partir de julio de 
2020): 


Centro Gestor: EA0042131 
Unidad Tramitadora: EA0042132 
Oficina contable: EA0042236 


UNDÉCIMA.- Sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP sobre sucesión en la persona del 
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contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de 
ejecución, este contrato sólo podrá modificarse en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 205 de dicha Ley, bajo las condiciones y procedimiento 
previstos en la cláusula 16.1 del PCAP, conforme a la cual las modificaciones 
acordadas a tales efectos, serán obligatorias para el contratista, siempre que 
impliquen una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio 
inicial del contrato, IVA excluido. 


Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será 
acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, 
resolviéndose el contrato en caso contrario. 


La eventual modificación de este contrato en los casos previstos en el artículo 205 de 
la LCSP, estará sujeta a las siguientes condiciones procedimentales: 


1) Antes de proceder a la modificación del contrato deberá darse audiencia al 
redactor del proyecto, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las 
consideraciones que tenga por conveniente. 
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2) En el supuesto de que la modificación suponga supresión o reducción de 
unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización 
alguna. 


3) Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en 
este, y no sea necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las 
mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por 
plazo mínimo de tres días hábiles, todo ello de conformidad con lo establecido en 
el artículo 242 de la LCSP. 


4) Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las 
mismas, deberá comunicarse a la Intervención correspondiente, con una 
antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir 
a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin 
perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 243.1 y 210.2 de la LCSP. 


5) La aprobación de la modificación por el órgano de contratación competente 
requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto 
correspondiente, previa redacción de la oportuna propuesta que integrará los 
documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. 


Asimismo, el expediente de modificación habrá de ser informado por el Servicio 
Jurídico delegado que corresponda, en aplicación de lo previsto en el artículo 
191.2 de la LCSP. 


6) Se exigirá del adjudicatario el reajuste de la garantía definitiva constituida, para 
que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, concediéndole a 
tales efectos un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha 
en que se notifique el acuerdo de modificación. 


7) La modificación se formalizará conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la 
LCSP. 


8) La modificación del contrato de obras deberá publicarse en el perfil de contratante 
del órgano de contratación en el plazo de cinco días desde su aprobación y 
deberá ir acompañada de las alegaciones del contratista y de todos los informes 
que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación. 


DUODÉCIMA.-En relación con el plazo de garantía aplicable a este contrato, se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 12.3 del PCAP, según la cual el plazo de garantía del contrato no será 
inferior a un año. En este contrato se fija en un año, a contar desde el acto positivo de 
recepción de las obras. 
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DECIMOTERCERA.- Las causas de resolución de este contrato son las consignadas en los artículos 


211 y 245 de la LCSP, y asimismo, las que de forma específica, se citan en la cláusula 
17.2 del PCAP. 


DECIMOCUARTA.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto a los datos o 


antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 


Esta obligación, se hace expresamente extensiva al personal que emplee en la 
ejecución del contrato, y con ocasión de la documentación o información de la que 
aquél pueda tener conocimiento como consecuencia de la ejecución de las obras en 
las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, debiendo guardar 
absoluto secreto en relación con dicha documentación o información. 


En todo caso, el contratista asume la obligación de respetar la normativa vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal, resultando de aplicación las 
previsiones contenidas en la disposición adicional vigésima quinta de la LCSP, y en lo 
que respecta al deber de confidencialidad, las establecidas en el artículo 133 de dicho 
texto legal. 


De forma específica, el contratista quedará obligado a cumplir lo establecido en el 
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de la persona física en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, y demás normativa de aplicación y desarrollo, conforme al 
contenido previsto en la cláusula 18 del PCAP. 


DECIMOQUINTA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.n de la LCSP, y conforme la 


previsión contenida en el artículo 201 de la LCSP, el contratista deberá cumplir con las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el 
derecho de la Unión Europea y en el derecho nacional, así como con las normas y 
condiciones fijadas en el convenio colectivo que resulte de aplicación. 


El incumplimiento de estas obligaciones, y de forma singular, los incumplimientos o 
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales 
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave e imputable al 
contratista, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere la cláusula 
octava de este contrato. 


DECIMOSEXTA.- Según lo previsto en la cláusula 8.2 del PCAP, la empresa IMESAPI, S.A. ha 


constituido a disposición del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social una garantía definitiva por importe de 59.193,40 €, equivalente al 5 
% del precio final de la oferta (IVA excluido). 


Dicha garantía definitiva, estará afecta a las responsabilidades descritas en el artículo 
110 de la LCSP, y no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido, en su 
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caso, el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisftactoriamente este contrato, 
en los términos recogidos en el artículo 111 de dicho texto legal. 


DECIMOSÉPTIMA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, efectos y 
resolución del presente contrato, serán resueltas por el órgano de contratación. El 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 


controversias que surjan entre las partes de conformidad con lo establecido en el 
artículo 27 de la LCSP. 


Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato por cuadriplicado ejemplar en 
el lugar y fecha señalados “ut supra”. 


POR EL INSTITUTO NACIONAL POR EL CONTRATISTA, 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 


Firmado digitalmente por 
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